﻿ ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL HOTĂRÂR E A NR 27 din 12 februarie 2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizate afererentă obiectivului: „Reabilitare DJ 792A Beliu - Tinca - Leş, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, judeţul Bihor” Având în vedere Expunerea de motive nr 1762 din 10 02 2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor şi Raportul de specialitate nr 1763 întocmit de Direcţia Tehnică, În conformitate cu prevederile art 91 alin 3 lit f);art 94-98 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum şi cu cele ale art 44 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, În temeiul art 97; art 115 alin 1, lit c din Legea nr 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR H O T Ă R Ă Ş T E : (unanimitate) Art 1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică actualizată afererentă obiectivului: „Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leş, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, judeţul Bihor” cu principalele capitole de cheltuieli cuprinse în Devizul general al obiectivului mai sus menţionat - Anexa 1 la prezenta hotărâre Art 2 Cu data prezentei se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr 54/29 05 2009 Art 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică; Art 4 Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, - Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, - Direcţia Tehnică, - Direcţia Generală Economică, - Compartimentul Relații cu consilierii, - M D R A P PREȘEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ : Cornel Popa SECRETAR AL JUDEȚULUI, Carmen Soltănel 6 ex 410033, Oradea, Parcul Traian nr 5 Tel : +40-259-410 181 Fax: +40-259-410 182 http:/www cjb ro ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL 410033, Oradea, Parcul Traian nr 5 Tel : +40-259-410 181 Fax: +40-259-410 182 http:/www cjb ro MODEL VIZAT Proiectant: SC TISOTI EXIM SRL PREŞEDINTESecretar al Judeţului Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN BIHOR Cornel POPACarmen SOLTĂNEL ANEXA 1 LA HCJ 27/12 02 2015 DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie : Reabilitare DJ792A Beliu- Tinca- Les, km 24+984-67- km 67+696, L=42,712 km, Judetul Bihor Valoare ( inclusiv T V A ) irea capitolelor şi a DDefalcarea pe surse de Nr TOTALdin careenum finanțare din fonduri de la din finanțare de la crt Valoaresubcapitolelor cheltuieli T V A )debugetul de statbugetul local(inclusiv LEILEILEI 123=4+5456 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1 1Obţinerea terenului 0 000 000 00buget local 1 2Amenajarea terenului 0 000 000 00buget local menajări pentru protecţia mediului și 1 3A0 000 000 00buget local aducerea la starea inițială TOTAL CAPITOL 1 0 000 000 00 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului Cheltuieli aferente asigurării cu 2 1ut0 000 000 00buget de stat ilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție TOTAL CAPITOL 2 0 000 000 00 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3 1Studii de teren92,053 640 0092,053 64buget local axe pentru obținerea de avize, 3 2T22,794 650 0022,794 65buget local acorduri și autorizații 3 3P336,789 04181,033 51155,755 53 roiectare şi Inginerie 3 3 1Studiu de fezabilitate155,755 530 00155,755 53buget local 3 3 2Proiect tehnic90,000 0090,000 000 00buget de stat 3 3 3Detalii de execuție70,373 5170,373 510 00buget de stat 3 3 4Verificarea tehnică a proiectării16,660 0016,660 000 00buget de stat ocumentații pentru avize, acorduri, 3 3 5D4,000 004,000 000 00buget de stat autorizații (DATC) 3 4Organizarea procedurilor de achiziţie35,700 000 0035,700 00buget local 3 5Consultanţă 0 000 000 00buget local 3 6Asistenţă tehnică164,373 510 00164,373 51buget local TOTAL CAPITOL 3 651,710 84181,033 51470,677 33 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4 1Construcţii şi Instalaţii87,025,220 7487,025,220 740 00buget de stat *) 4 2Montaj utilaje tehnologice0 000 000 00buget de stat tilaje, echipamente tehnologice şi 4 3U0 000 000 00buget de stat funcţionale cu montaj tilaje fără montaj şi echipamente de 4 4U0 000 000 00buget de stat transport 4 5Dotări0 000 000 00buget de stat 4 6Active necorporale0 000 000 00buget de stat TOTAL CAPITOL 4 87,025,220 7487,025,220 740 00 Capitolul 5 Alte cheltuieli 5 1Organizare de şantier :0 000 000 00 5 1 1Lucrări de construcţii0 000 000 00buget de stat *) 5 1 2Cheltuieli conexe organizării de șantier0 000 000 00buget local5 2Comisioane, taxe, cote, costul 912,361 19912,361 190 00buget local creditului 5 3Cheltuieli diverse şi neprevăzute8,767,693 168,720,625 4247,067 74buget de stat TOTAL CAPITOL 5 9,680,054 359,632,986 6147,067 74 Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 6 1Pregătirea personalului de exploatare 0 000 000 00buget local 6 2Probe tehnologice și teste0 000 000 00buget local TOTAL CAPITOL 6 0 000 000 00 TOTAL GENERAL97,356,985 9396,839,240 86517,745 07 Din care C + M 87,025,220 7487,025,220 740 00 TOTAL GENERAL din care:97,356,985 93 buget de stat96,839,240 86 buget local517,745 07 *)AnualprinHotărârialeConsiliuluiJudeţeanBihordeaprobareabugetuluilocalsumeleaferentecofinanţăriidinbugetullocalpotfi majorate în funcţie de fondurile disponibile Beneficiar:Proiectant: S C TISOTI EXIM S R L CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR PREŞEDINTE CORNEL POPA